ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಫ್ರಕ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1294 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಅ.ದೇವೇಗೌಡ (ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರ) 
ಉತ್ತರಿಸ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 21.12.2018 


ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚೆವರು 


ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು 


ಫ್ನ್‌ 


ಉಘ 


ಅ) 


ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ42 ರಳ್ಲಿನ 
ಕಂಠೀರವ ಸ್ಥುಡಿಯೋದಿಂದ 
ಗಾರ್ಮೆಂಟ್‌ ಕಡೆಗೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ 
ಸುಭಾಷ್‌ಚಂದ್ರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ 
ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್‌ನ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಾವಾಗ 
ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು; 


ಸೋನಾಲ್‌ 


ಕಂಠೀರವ ಸ್ಪುಡಿಯೋ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ` ಗ್ರೇಡ್‌ 
ಸಪರೇಟಿರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೂಲಕ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ: 02.05.2012 ರಂದು 
ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 
ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ02-05-20)2ರಂದೇ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಆ) 


ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಅಪೂರ್ಣ 
ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸಂಚಾರದ ದಟ್ಟಿಣೆಯಿಂದಾಗಿ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 


ದ ಇವನಾ ಮಮ ಸೇತುವೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಷಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕೆಳ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂಸ್ಟಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ 
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಇ) 


ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಗಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು; 
ಕಾರಣರಾದವರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಮ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು? 


ಕೆಳ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾದ 
ಜಮೀನಿನ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಳಂಬದಿಂದ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 
ಉತ್ಸಮವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಈ 
ಕಾಮಗಾರಿಯು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ 


ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂಪಿ.ಗೆ 


...ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. 


ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು | 


ಸಣ ನಅಇ 400 ಬೆಂಆಸೇ 2018. 


(ಡಾ। ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮರೆತ್ರಿ 


